ग्रामीण रुग्णालय वाशी जि.उस्मानाबाद येथील 
ट्रामा केअर सेंटर बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१६०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 

वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/ टे.६/ 
ग्रारुवाशीट्रॉमाबांधकाम/५७७३-७४ /२३, दि.३०.०५.२०२३. 
प्रस्तावना:- 

ग्रामीण रुग्णालय वाशी जि.उस्मानाबाद येथील ट्रॉमा केअर सेंटर बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. ग्रामीण रुग्णालय वाशी 
जि.उस्मानाबाद येथील ट्रॉमा केअर सेंटर बांधकाम प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय वाशी जि.उस्मानाबाद येथील ट्रॉमा केअर सेंटर बांधकामास, सोबतच्या “परिशिष्ट- 
अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु. ११५०.६४ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटी अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे:- 
अटीव शार्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्यानिविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

७) प्रस्तावित इमारत ग्रामीण रुग्णालय असून,त्याचे क्षेत्रफळ १६०२.४० चौ.मी.असून बांधकामाचा दर 
२७७००/चौ.मी.आहे. 

८) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून अंदाजित रु. ११५०.६४ लक्ष इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविण्यात येत 
आहे. 

3. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य 
केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१६०/ आरोग्य-४ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७३६२८९३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/ 2, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा-२,पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ मंडळ लातूर,लातूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद. 
९. वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय , उस्मानाबाद. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
११. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


" -फ्रेश्छेळ a" Phe 


Name of Work: Construction of Trauma Care Centre At Rural Hospital, Washi Tq. Washi 
Dist. Osmanabad. 


RECAPITULATION SHEET 


an शिश of Items B/U Area a [ला Norms Cost Rs 
“No. Rs Per 
i (Sqmt./Meter/Lump sum) Gomponsnt | Fetal 
Wise | : 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
i a Building proper (Build up Area — Sq.m - 
Basement Per sqmt न्स 
बज | | Stilt Floor _ r | Per sqmt i ae 1 0.00 
Ground Floor (Including [ 1602.40 27700.00 Per sqmt = 386,480.00 
hos | PlinthProtection) = - a 
i. fe a चोब मिडी ian ~ +e __00 | Per sqmt क satin | 
=. —T Total (B (Built Up Area- SQ.M) 322. विवि | _44,386,480.00 | 
Sn eae meet al. | 
| b)FuelGas Pipeline oe ieee. Per Rft mi = 2.00} | 
i c) Bio Digester Per Plant tes 0.00 | 
a d) Rain / Roof water Harvesting | 1602.40 650.00 ____ 1,041,560.00 
e) Solar Roof Top (Mouto be । 00,000.00 500,000.00 | 
__| Executed) “Handicaps ot a ee te | Eee _ 
मिड १ 1) Ramp For 18॥1012805$___ = 1 1,500,000.00 ___1,500,000.00 
____| g) Furniture 60% of Area 961.00 5000.00 4,805,000 00 | 
a Sub Total (0५०४१५९५१६ ae 
20 “| Wa Water Supply & Sanitary 5% of(a) | 44,386,480.00 | Sub Total (2) | 2,219,324.00 1.00 | 
- mice Works aoe शशश _| aa | 
ES, 4 Electrification ___|_Internal | 5% of (a) 4,386,480.00 2,219,324.00 
1...) कि _ | External | 6% of (a) | 4,386,480.00 व ॥___2,663,189.00 | 
= क Fighting Arrangement etc 4% of (a) 44,386,480.00 a 1,775,459.00 | 
“==, . i | oa - 7 / Sub Total (3 [ 6,657,972.00 
ie eo | _ Sub Total (A) | 64,110,336.00 
ad (B) Miscellaneous Items =i न्स or as per Detailed Estimate ae = 
i = 1) Compound Wall & Gate 570.00 7000.00 3,990,000.00 
| 2) Internal Roads 600.00; —_ 4000.00 j{ | Per F _ | _ 2,400,000.00 
3) Development of Ground 1.00 |___ 500,000.00 | ie = 000.00 
4) Parking | 1.00 | 1,000,000.00 __ 1,000,000.00 
___ | 5) Retaining Wall () 0001 | 0.00 
6) Land Scaping १ 900,000.00 | 900,000.00 
) Soil Investigation and Detail 1.00 100,000.00 | 100,000.00 
ph Land Survey _ ह eee | eee कका अग aes 
aa 8) C.C.Drains and C/D Works 160.00 3,200.00 '| —PerRmt 5 12;000.00_ 
___| 9) Plinth Protection 0.00 0.00 Per sqmt | a 5 10 
7 10) Dismentling old structure 1.00 , 1,000,000.00 L.S. __ | 1,000:000.00 
a 11 Sub Total (8) | _10,002,000.00 


aes " oR ae” ८९, 


a} Particulars of Items | शि Unit Rate conn | Cost Rs r 
, No. Rs Per 

| (Sqmt./Meter/Lump sum) Component | Tear 
L = | ; ; - Wise 


र OPTIONAL ITEMS 
i 1 Water main storage and 
ouMp house, Bore well 


1,000,000.00 


Air Conditioning _ 2,500,000.00 


2 A 000.00 


1,000,000.00 


Z 
eS) Waiting Shed _ 
4 


| 
पव आ 
"०100000000 


|__| External Toilets 1,000,000.00 | | __ 1,000,000.00 
5 [Streetlight | 1,000,000.00 7 1,000,000.00 
6 | FlagPost ___ 300,000.00 | —_ 300,000.00 
f Watcheman Cabin 500,000.00 ao : __ _ 900,000.00 

8 Canteen _ 900,000.00 S. sm. c00.00 | | 
7 an Sub Total (C) | x: 800,000.00 

[| र COST OF PROJECT (P)=(A) + (8) +(C ___ | _78,912,336.00 ] 
(0) PROVISIONS oe == as 
Add 10% Increase in DSR ==: ०01 (P) ; ॥.. a 1,234.00 

i | 1)C Contigencies — % on (P) | | 3,156,493.00 
= _| 2) Green Building ces ee 5% on {a) | a = | 2,219,324.00 

|__| 3) GST | 18% on (P) | 18% 4 | 14,204,220.00 | 
___| 4) Insurance _ : a 7 | 1% 01 (?) !____ 1% oe ; डा 123.00 
____| 5) Price Escalation _ | 10% _on (P) | - 10% ae 7,891,234.00 
sa one mn oe क र. Sub Total (0) | 36,151,628.00 
__|_____________ ==: TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) | 115,063,964.00 

i Z Say Rs. Lakhs) 1150.64 | 

= 1 कती a Um . — eee ie eRe 
PLINTHAREARATESFOR | : | ae ie : 
1) Building Proper Cost =Rs | 44,386,480.00 Per Sqm. | 27;700:00 

_____| 2) Electrical Work T | _____ ऱरि$ T 6,657,972.00 Per Sqmt. | 4,155:00 
_-_| 3) Water Supply it =Rs | __2,219,324.00 Per Sqmt. | ___ _..12385:00 
| 4) For 1#2+3 ___=Rs | 53,263,776.00 Per Sqmt. | __ ._:33,240:00 

| 5)Total Project Cost= =Rs | 115,063,964.00 Per Sqmt | "74,807.00 | 

___| _TPC/Area (as per “a”) ae =] 


atEngineer Exec un ngineer 
Wision No.2 ,Washi. Construction Division, 
Osmanabad. 
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१0० Work Circle, Osmanabad 
= Approved For i (a 
$, LS CAEL J. SO (3 AZ cp Eo, 


Ge 


न, त : 
1 THY laikha 
NIMC Nun be. व्र 


a वि रप जड sthoUtsond 4 


mal आह > Chief Engineer 
VN / YW. Region, Aurangabad. 


